१०० विद्यार्थी क्षमतेचे मागासवर्गीय मुलांचे 
शासकीय वसतिगृह, गुणवडी ता. बारामती जि. 
पुणे या वसतीगृहाच्या नवीन आर.सी.सी. इमारत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.६० /बांधकामे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ फेब्रुवारी,२०२० 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय,सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, 
क्र.बीसीएच-२००५/ प्र.क्र.५५४/ मावक-४, दि.२८/६/२००७. 

२) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/ शिक्षण/१०० 
मुलांचे शावगु/गुणवडी-बारामती/पुणे/इमा-बांध/ का-५/ २०१९-२०/ ३४८५, 
दि. १५/२/२०२० रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी नवीन १०० शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबतचा निर्णय 
विभागाच्या दि. २८/६/२००७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
त्यानुषंगाने, आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे दि. १५/२/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
गुणवडी, ता.बारामती जि. पुणे येथे १०० मुलांच्या क्षमतेचे वसतीगृहाच्या नवीन इमारत बांधकामाचा 
रू.११,३४,३०,४८०/- (अक्षरी रूपये एकरा कोटी चौतिस लक्ष तीस हजार चारशे ऐंशी wa 
इतक्या रकमेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. शासन निर्णय, वित्त विभाग दि.१७.०४.२०१५, 
शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०/०९/२०१९ व 
शासन परिपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५/०९/२०१९ अन्वये रु.१५.०० कोटी पर्यंतच्या किरकोळ व नागरी बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आले आहे. सदरील गुणवडी, 
ता.बारामती जि. पुणे येथे १०० मुलांच्या क्षमतेचे वसतीगृहाच्या नवीन इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पुणे यांनी तांत्रिक मान्यता 
(Technically Approved) प्रदान केली आहे. त्यानुषंगाने, गुणवडी, ता.बारामती जि. पुणे येथे १०० 
मुलांच्या क्षमतेचे वसतीगृहाच्या नवीन इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.६०/बांधकामे 


शासन निर्णय:- 

मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी नवीन १०० शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबतचा 
निर्णय विभागाच्या दि. २८/६/२००७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली 
आहे. त्यानुषंगाने, आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे दि. १५/२/२०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये गुणवडी, ता.बारामती जि. पुणे येथे १०० मुलांच्या क्षमतेचे वसतीगृहाच्या नवीन इमारत 
बांधकामाचा रू.११,३४,३०,४८०/- (अक्षरी रूपये एकरा कोटी चौतिस लक्ष तीस हजार Teal ऐंशी 
फक्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. शासन निर्णय, वित्त विभाग 
दि.१७.०४.२०१५, शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०/०९/२०१९ व झासन परिपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/ प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दि.२५/०९/२०१९ अन्वये रु.१५.०० कोटी पर्यंतच्या किरकोळ व नागरी बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आले आहे. सदरील 
गुणवडी, ता.बारामती जि. पुणे येथे १०० मुलांच्या क्षमतेचे वसतीगृहाच्या नवीन इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पुणे यांनी तांत्रिक मान्यता 
(Technically Approved) प्रदान केली आहे. त्यानुषंगाने गुणवडी, ता.बारामती जि. पुणे येथे १०० 
मुलांच्या क्षमतेचे वसतीगृहाच्या नवीन इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रकास खालील अटी व शातींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरू करण्यापूर्वी मांडणी नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरू करावे. 
ब) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करून काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१. दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/ 
प्र.क्र.६०/इमारती-२, दि.७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई) प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे व विभागाच्या वतीने प्रादेशिक उपायुक्त, 
समाजकल्याण विभाग, पुणे यांचे साक्षांकन करणे आवश्‍यक आहे. 

ऊ) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WIT करून सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. गुणवडी, ता.बारामती जि. पुणे येथे १०० मुलांच्या क्षमतेचे शासकीय वसतीगृहाच्या नवीन 
इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन, विहित 
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शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.६०/बांधकामे 


नियमानुसार अटी व शार्ती निश्चित करुन ई-निविदा प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही कार्यकारी 
अभियंता, सा.बां.विभाग, पुणे यांनी तात्काळ करावी. ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, ई-निविदा 


प्रक्रियेची सर्व कागदपत्रे सामाजिक न्याय विभागाकडे (उपभोक्ता विभाग) दायित्व मंजूरीसाठी 


पाठविण्यात यावीत. सामाजिक न्याय विभागाची अंतिम मान्यता झाल्यानंतरच बांधकामाबाबतची 


पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


8. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी प्रस्तावित Recapitulation Sheet 


प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या रू.११,३४,३०,४८०/- (अक्षरी रूपये एकरा कोटी चौतिस लक्ष 
तीस हजार चारशे ऐंशी फक्त) इतकी रक्‍कम परिगणीत करण्यात आली असून Recapitulation 
Sheet पुढीलप्रमाणे आहे. 


Recapitulation Sheet 


Name of Department- Social Justice and Special Assistance Department 


Name of Work- Construction of 100 Students (Boys) Hostel Building for department of 
Social Justice Gunawadi, Tal- Baramati Dist- Pune 


Sr.No.| Particulars Unit Rate Norms Rs Cost Rs. 
of Scope per (sqmt/ Component | Total 
Meter/Lumsumpp etc.) | Wise 
(A) ESSENTIAL ITEMS 
(Components) 
1 (a) Building Proper (Build 
up Area Sqm. 
Basement 
Stilt Floor 
Ground Floor (including plinth 
protection 
1* floor 
Total B.U.A. = 2364.88 sqm 
27,604 Sqm Sub Total (1) | 65,280,645.00 
(b) Fuel Gas pipeline 1,00,000.00 
© Bio Digester as per est. 4,66,876.00 
(d)Rain/roof water harvesting as per est. 5,12,055.00 
(e) Solar roof top (MoU) to be | as per est. from Electrical Department 5,71,430.00 
executed 
solar water heater system as per est. from Electrical Department 7,00,000.00 
(f)Ramp for Handicaps 
(g) Furniture Rs.5000.00 SqM_| 1444.22 | Sqm 24,00,000.00 
Carpet Area = 1661.8 SqM 
Sub Total 47,50,361.00 
(b+c+d+e+f+g) 
2 Water Supply and sanitary sub Total (2) | 39,59,509.35 
works 
3 Electrification Internal as per __ estimate 87,10,920.00 
External electrical dept. 
Fire Fighting Arrangement etc. 
Sub Total (3) | 87,10,920.00 
Sub Total (A) 82,701,435.35 
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शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.६०/बांधकामे 


(उ) Miscellaneous Items 
1.Compound wall and Gate as per est. 27,84,494.00 
(Rmt) 
2. Internal Road (Rmt) as per est. 46,87,555.00 
3.Parking 
4.Retaining wall 
5.Land Scaping as per est. 30,00,000.00 
6.Soil Investigation and 
Detail Land Survey 
7.CC Drains and CD Works. as per est. 2,25,470.00 
Septic tanks 
Sub Total (B) 1,06,97,519.00 
Sub Total = (1+2+3+B) 8,86,48,593.35 
(C) Optional Items 
1.Underground RCC water as per est. 8,12,023.00 
tanks for Rain water 
Harvesting (cum),sump well 
2.water main storage pump 
house and 
3.Air conditioner 
4.Lift (2 Nos) 
5.External Toilet 
6.AB room, area lighting, 
pumps 
Street light and Garden light 
7.CCTYV, Television and 
Telephone 
Sub Total (C ) 8,12,023.00 
Project Cost (P) = (A+B+C) 9,42,10,977.35 
(D) Provisions 
1.Contingencies 4% on (A) 33,08,058.00 
2.Green Building 5% on (A) 41,35,072.00 
3.GST 12% on (P) 1,13,05,318.00 
4.Price Escalation 10% on (P) 
5.Add Insurance 0.5% on (P) 4,71,055.00 
Sub Total (D) 1,92,19,503.00 
Total Cost of Project (TPC) in Rs.= (A+B+C+D) | 11,34,30,480.35 
Say in Lakhs 1134.30 
प. या वर होणारा खर्च मागणी क्र. एन-४, मुख्य लेखाशिर्ष ४२२५-अनुसूचित जाती, 


अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च, २७७-शिक्षण, 


पंचवार्षिक योजनां अंतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०३) मागासवर्गीय 
मुलांमुलींसाठी शासकीय वसतीगृह बांधणे (४२२५ ०४८१), ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली 


खर्ची घाळून तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


&. 


क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम 


प्रस्तुतचा शासन निर्णय, वित्त विभाग दि.१७.०४.२०१५, शासन निर्णय वित्त विभाग, 


(भाग-२, 


दि.२०/०९/२०१९ व शासन परिपत्रक 
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सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५/०९/२०१९ अन्वये 
रु.१५.०० कोटी पर्यंतच्या किरकोळ व नागरी बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आले आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००२१८१२०२०९४१२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Anil Kondaji Ahi 


. ee 
DN: c=IN, harashtra, ou=Social Justice 
And Sp ce, postalCode=400032, 1 
25. 


4,20: 1635070d60922aaaSdec8888d343a473567 
98e6c9cf27e435. 


' INumber=fd9b93035f4da174c04fa7 1634fe1f6aa493c78a5 
h | [| e 335f985651f937888df7a89, cn=Anil Kond. re 
Date: 2020.02.18 12:09:42 +05'30' 


( अ.कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 

२. उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

६. महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा / लेखाअनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर. 
७. प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग,पुणे 

८. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे /मुंबई. 

१०.निवडनस्ती. 
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